टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे येथील मुलां- 
मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: टिमवि-२०२३/प्र.क्र.८३/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- १. कुलपती, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे यांचे दि.१५.०९.२०२३ रोजीचे पत्र. 
२. उच्चाधिकार सचिव समितीची दि.०७.११.२०२३ रोजीची बैठक. 


प्रस्तावना :- टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे या विद्यापीठाची स्थापना सन १९२१ साली झाली आहे. सन 
१९८७ मध्ये भारत सरकारने या विद्यापीठाला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला आहे. सद्यस्थितीत 
विद्यापीठात विविध अभ्यासक्रमांसाठी ३००० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. सद्यस्थितीत विद्यापीठात 
कमी क्षमतेचे वसतिगृह असल्याने वाढत्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येला सामावून घेणे अडचणीचे ठरत आहे. 
सबब, विद्यार्थ्याची वाढती संख्या विचारात घेता, अधिक क्षमतेचे मुलां-मुलींचे वसतीगृह इमारत 
बांधकामाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये विनंती केली होती. सदर प्रस्तावाची 
तांत्रिक पडताळणी करुन देण्यासाठी व प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे ठेवण्याची सार्वजनिक बांधकाम 
विभागास विनंती करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामाची छाननीअंती 
रु.३४५०.८० लक्ष इतकी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच उच्च स्तरीय सचिव समितीने या 
कामाच्या रु.३४५०.८० लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.२ येथील बैठकीत मान्यता दिली आहे. 
तदनुषंगाने या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे येथील मुलां-मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम 
करण्यासाठी सोबत जोडलेल्या Recapitulation Sheet नुसार रु.३४,५०,८०,०००/- (अक्षरी रुपये 
चौतीस कोटी पन्नास लक्ष ऐंशी हजार फक्त) इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास खालील अटीं व शर्तीच्या 
अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

अटीव शर्ती :- 

१. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

२. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबीच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 
क्रमांक.२०१७/प्र.क्र.११/ नियोजन-३, दि.११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करून उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना 
विचारात घ्याव्यात. 

४. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिमवि-२०२३/प्र.क्र.८३/विशि-२ 


षु. 


>. 


स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करून सदर कामे पूर्ण करावीत. 

इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करून द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. 

विषयांकित काम खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञ यांनी तयार केलेल्या नकाशावर आधारित असल्याने सदर 
TORI मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुबई यांची सहमती/स्वाक्षांकन प्राप्त 
करुन घेण्यात यावे. अंदाजपत्रातील विविध कक्षांचे क्षेत्रफळ विहित निकषांनुसार आहे किंवा कसे, 
याबाबत मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याकडून खातरजमा करण्यात यावी. 


या कामासाठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशिर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण 


०३- विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (०७) सर्वसाधारण शिक्षणासाठी 
विद्यापीठांना अनुदाने (अनिवार्य) (२२०२ ०७४५), ३१ सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी 
मंजूर तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३ 


आहे. 


8. 


हा शासन निर्णय, उच्चाधिकार सचिव समितीने मान्यता दिल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२७१४३८४६६१०८ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc Aw A -O 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
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(शरद कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा.कुलगुरु, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे 

मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
. महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -१/२ महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
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शासन निर्णय क्रमांकः टिमवि-२०२३/प्र.क्र.८३/विशि-२ 


७. कुलसचिव, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे. 

८. सह संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

९. मुख्य अभियंता/अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, नागपूर. 

११.नियोजन विभाग, (का-१४७१) मंत्रालय, मुंबई. 

१२.वित्त विभाग, (व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८/१२) मंत्राळय, मुंबई. 

१३.प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
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शासन निर्णय क्रमांक : टिमवि-२०२३/प्र.क्र.८३/विशि-२ दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४.सोबतचे विवरणपत्र 
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे येथील मुलां-मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत..... 
) रि Recapitulation Sheet शि 
Sr.No. Particulars of Scope Unit Rate Norms Rs Per Cost Rs. 
(Sqmt./Meter/LumpSum) Component Total 
Wise 
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1. Building proper (Built Up Area — Sq.m) 
Basement 904.49 Sq.M 20,000 1,80,89,800 
Stilt Floor 384.59 Sq.M 15,000 57,68,850 
First to Fourteenth Floor 5,853.15 | Sq.M 30,000 17,55,94,500 
Total B.U.A. = 7142.23 Sq.M Sub Total (1) 19,94,53,150 
2. Electrification Internal 5% of (a) 99,72,658 
External 6% of (a) 1,19,67,189 
Fire Fighting 28,56,892 
Arrangements etc. 
Sub Total (2) 2,47,96,739 
3. Water Supply & Sanitary Works 5% Of (a) Sub Total (3) 99,72,658 
Furniture for Flats, 4097.21 Sq.M 5000 Sub Total (4) 2,04,86,025 
Lounge & Fitness Centre 
Sub Total (A) 25,47,08,571 
(B) MISCELLANEOUS ITEMS 
Retaining Wall LS 20,00,000 
Sewerage and Storm Water Drain LS 5,00,000 
Sub Total (B) 25,00,000 
(C) OPTIONAL ITEMS 
Rain/Roof Water Harvesting LS 5,00,000 
Fuel Gas Pipeline LS 5,00,000 
Under Ground Water Tank for R/W LS 15,00,000 
Harvesting 
Lift (4 Nos.) LS 80,00,000 
CCTV LS 5,00,000 
Sub Total (C) 1,10,00,000 
Project Cost (P) = (A) + (B) + (C) 26,82,08,571 
(D) PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (sub total A1) 79,78,126 
(ii) GST 18% on (P) 4,82,77,543 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 1,34.10,429 
(iv) PMC Charges 1.5% on (P) 40,23,129 
(v) MSDCL Charges 5,00,000 
(vi) Labour Insurance 1% on (P) 26,82,086 
Sub Total (D) 7,68,71,312 
Total COST OF PROJECT (TPC (A+B+C+D) 34,50,79,883 
Say Rs. Lakhs 3450.80 
PLINTH AREA RATES FOR 
1. Bldg Proper Cost = Rs 27,929 /Sqm 
2. Elect. Work a Rs 3,472 /Sqm 
3. Water Supply = Rs 1,396 /Sqm 
4. Furniture = Rs 5,000 /Sqm 
Total (1) + (2) + (3) + (4) [= गुरेढ__ | Rs 37,794 | /Sqm 
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SHARAD 
SARJERAO KOKATE 


(शरद कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
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